L. Sej. 328 z r. 1881. 


Aleg, 47. 


Sprawozdanie 


komisyi kultury krajowej o sprawozdaniu Wydziału krajowego w przedmiocie 
wystawienia nowego budynku dla krajowej szkoły gospodarstwa lasowego 
we Lwowie. 


Wysoki Sejmie! 


W wykonaniu uchwały Wysokiego Sejmu z 13. Lipca 1880. i stosując się do warunków przez 
c. k. Ministerstwo rolnictwa i e. k. Namiestnictwo postawionych, Wydział krajowy nie będąc w mo- 
zności rozszerzenia szkoły gospodarstwa łasowego w miejscu, gdzie pierwotnie była gałożona, a to 
Z powodu, że sąsiadujące z nią grunta nie były pod odpowiedniemi warunkami do nabycia, zmu- 
Szony był starać się najsamprzód o wyszukanie innego przestronniejszego i celom szkoły więcej 
odpowiadającego pomieszezenia. następnie zaś wyszukać korzystnego nabywcę na dotychczasowe 
zabudowania i ogród przez szkołę leśnictwa zajmowany, a za niedostateczny uznany. 

W tym celu, w porozumieniu z kuratoryą szkoły, zakupioną została od p. Miłaszewskiego real- 
ność (1850 sążni kwadr.) przy ulicy Stryjskiej położona, za cenę 24.000 złr. w. a. Równocześnie 
sprzedaną została temuż p. Miłaszewskiemu realność, wktórej szkoła leśnictwa dotychczas się mie- 
Ściła (796 sążni kwadr.) za cenę 15.600 zł. w. a. 

Oprócz tego nabył Wydział krajowy od p. Kościeleckiego 300 kwadr. sążni gruntu położonego 
obok realności od p. Miłaszewskiego nabytej za cenę 2.400 zł, w. a. Komisya kultury krajowej 
Przekonała się na miejscu, że Wydział krajowy w korzystnych dla krajowego funduszu warunkach 
Powyżej wyszczególnione kupno i sprzedaż dokonał. 

Nabywszy grunta, Wydział krajowy zarządził sporządzenie planów i kosztorysów, a po uznaniu 
ich wspólnie z kuratoryą za odpowiedne swemu przeznaczeniu, polecił wykonanie ich p. Radwań- 
skiemu, inżynierowi cywilnemu za cenę o 7°/ niższą od pierwotnego kosztorysu. 

Tak więc rachunek kosztów na nabycie gruntów i wystawienie nowego budynku na szkołę 
! muzea przedstawia się jak następuje: 

1. Realność nabyta od p. 0 o wraz z WaS SE częsć mogła być użyta 


do nowego budynku . ; ; e > : 24.000 zł. w.a. 
2. 800 sążni © gruntu a p. KOS dkieco A ; ; s : 240003 6 
3. Koszta wybudowania szkoły . : A ZRZ00 
4. Przewidziane przez Wydział krajowy Kac przeniesienia szkoły, pa 
Acya muzeów i wydatki kosztorysem nie objęte — |. RC: 200,2 
Ogólna se 3 ; "52.000 „ : 
Suma ta znajduje swoje pokrycie z następujących źródeł: 
1. Subwencya rządowa . a U 7774 . WNO AE 
Ę Kwota przez Wys. Sejm zawo ; ; ; P j à 20.000 „ , 
3. Kwota ze sprzedaży dotychczasowej szkoły nzyślina : 5 ą . 15.000 „ , 
Razem . : ; : 55.000 „ , 


p ; 
Pozostaje zatem zaoszczędzonych ; : o . : . - ' 8.000 ,„ » 


Dzisiaj nowy przeznaczeniu swemu odpowiadający budynek już jest pod dachem, a na wiosnę 
1882. oddany będzie na użytek szkoły. 

Ponieważ na dawnej, dziś p. Miłaszewskiemu sprzedanej realności szkoły lasowej ciążył dług 
hipoteczny 9.000 zł. w. a., przeniesienie zatem tego długu na nowo nabytą realność jest koniecznem 
i w niczem stanu majątku krajowego nie zmienia. 

Wniosek III. Wydziału krajowego żądający upoważnienia do spłaeenla długu 2.585 zł. 50 ct., 
ciążącego na nabytej od p. Miłaszewskiego realności, podobnież w niczem stanu funduszów krajo- 
wych mie zmienia i jest tylko formalnej natury, gdyż kwota ta 2.535 zł. 50 ct. mieści się już w su- 
mie 24.000 zł. w. a. będącej ceną kupna realności od p. Miłaszewskiego. 

Jak wyżej powiedziano, z wyznaczonej przez Wys Sejm kwoty 20.000 zł. w.a. zaoszczędzono 
3.000 zł. w. a. Ponieważ zdaniem kuratoryi szkoły leśnictwa, które i Wydział krajowy podziela, 
dla dobrej administracyi szkoły koniecznem jest, by Dyrektor zakładu w bezpośredniej blizkości 
szkoły miał swoje mieszkanie, Wydział krajowy zamierza na przyszłorocznej sesyi sejmowej przed- 
stawić Wys. Sejmowi wnioski mające na celu uchwalenie budowy nowego pomieszkania dla Dyrek- 
tora, na który to cel mogłyby być użyte zaoszezędzone 8.000 zł. w. a. 

Na podstawie powyższych wyjaśnień i zgodnie z Wydziałem krajowym komisya kultury kra- 
jowej wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1. W myśl kontraktu kupna i sprzedaży zawartego 3 maja 1881 przez Wydział krajowy imie- 
niem funduszu krajowego z p. Ignacym Miłaszewskim we Lwowie, o nabycie na rzecz tegoż fundu- 
szu, a mianowicie na wystawienie nowego budynku dla krajowej szkoły gospodarstwa lasowego we 
Lwowie realności pod Nr. 319, 320, 821 i 3867, (l. 1 i 3 przy ulicy św. Marka, a 22 i 24 przy 
ulicy Stryjskiej) we Lwowie położonych, jedną część terytoryalną stanowiących i w księgach tabuli 
miejskiej Dom. 67 pag. 405 n. 15. haer. Dom. 1 38, pag. 446, n. 13 haer., Dom. 127, pag. 271, 
n, 14 haer. i Dom. 57, pag. 135, n., 16 haer. na imię p. Ignacego Miłaszewskiego zapisanych, 
upoważnia się Wydział krajowy do oddania imieniem funduszu krajowego temuż p. Ignacemn Miła- 
szewskiemu na zupełną i nieograniczoną własność realności funduszu krajowego Królestwa Galicji 
i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, pod l. 9871/, we Lwowie położonej Dom. 232, 
pag. 61 n. 1 haer. intabnlowanej, jako zaspokojenia reszty ceny kupna z zawartego kontraktu wy- 
pływającej w kwocie piętnastu tysięcy (15.000) złr. w. a. 

LI. Upoważnia się Wydział krajowy do przeniesienia na hipotekę nowej realności krajowej 
szkoły gospodarstwa lasowego we Lwowie, pod Nr. 319, 820, 321, i 336!/, położonej, reszty sumy 
pożyezkowej 90.000 złr. w. a. ze skryptu aktem notaryalnym z dnia 15 grudnia 1874 na rzecz ga- 
licyjskiej kasy oszezędności we Lwowie zeznanego, w stanie biernym realności pod Nr. 937'/, Dom. 
232 pag. 61 n. 8 on. zapisanego. 

IM. Upoważnia się Wydział krajowy do spłacenia przyjętego w zawartym z p. Miłaszewskim 
kontrakcie kupna jako część umówionej ceny długu, intabulowanego w stanie biernym realności 
nabytej dla szkoły gospodarstwa lasowego jak Dom 33 pag. 489, n. 7. on., pag. 448 n. 8 on. na 
rzecz konwentu 00. Bazylianów w Żółkwi w kwocie dwóch tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu 
(2.585) złr. 50 ct. a. w. z odsetkami po 69/, półrocznie z góry płacić się mającemi. 


We Lwowie, dnia 24. września 1881. 


Szumańczowski w. r. 
Zastępca przewodniczącego 


Józef Michałowski w. r. 
sprawozdawcą. 


